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COMUNE DI AMATRICE 



Provincia di Rieti 


VERB ALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 


N 156 delibera 


Data 09-09-2013 


OGGETTO: Richiesta finanziamento Regione Lazio L. 98/2013. 
"completamento del miglioramento sismico strutture in cemento 
armato del Polo Scolastico Verticalizzato in Amatrice". € 131.521,55=. 
Approvazione 


L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di settembre alle ore 08:30, nella sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 


PIROZZI SERGIO 

SINDACO 

P 

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE 

ASSESSORE 

P 

CARLONI GIANLUCA 

ASSESSORE 

P 

PAGANELLI GIAMBATTISTA 

ASSESSORE 

A 

PALOMBINI FILIPPO 

ASSESSORE 

A 


Partecipa alia seduta il Segretario RAFFAELA SILVESTRINI 

II Presidente Sig. SERGIO PIROZZI 
in qualita di SINDACO 


Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alia trattazione 
deU’argomento di cui all’oggetto. 


LA GIUNTA COMUNALE 


PREMESSO che il Comune di Amatrice e proprietario di un edificio adibito a Polo Scolastico Verticalizzato 
ubicato in Amatrice Capoluogo, a servizio del territorio comunale e dei vicini comuni di Accumoli e 
Cittareale; 

che in tale struttura vengono regolarmente svolte le attivita didattiche della Scuola dell’Infanzia ( n. 3 
classi), Primaria ( n. 5 classi) e Secondaria di 1° grado ( n. 6 classi) per un numero di 228 alunni oltre al 
personale docente ed ausiliario per un totale di circa 278 unita giornaliere; 

che I’edilicio di che trattasi e articolato su tre piani: seminterrato, piano terra e primo piano, collegati 
verticalmente da un corpo scala centrale, due scale di emergenza contrapposte agli estremi dei corridoi e un 
ascensore utilizzabile anche da persone con difficolta motorie; 

che questa Amministrazione nel rispetto delle leggi vigenti e nella consapevolezza che la Scuola deve 
essere per eccellenza un luogo accessibile e fruibile da tutti con lo stesso grado di parita ed opportunity, ha 
completato un intervento di ristrutturazione dell’edifico con il quale si e provveduto alia completa 
sostituzione degli inlissi estemi al rifacimento dell’impianto di riscaldamento adottando la soluzione a 
pavimento alia completa tinteggiatura degli ambienti; parallelamente a tale intervento previo studio di 
vulnerability sismica dell’edificio sono stati eseguiti interventi di irrigidimento delle strutture in cemento 
armato in fondazione e verticali quest’ultime con fibra di carbonio; 

Rilevato che con gli interventi realizzati non e stato possibile per carenza di fondi portare a tennine il 
rifacimento di porzione della copertura lignea vistosamente avvallata e l’adeguamento del cosiddetto “Giunto 
tecnico” tra 1’ edificio realizzato in muratura e le porzioni in ampliamento realizzate in cemento armato; 

Preso atto delle disponibilita economiche messe in campo dalla legge 09/08/2013 n. 98 di conversione con 
modifiche del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 

Vista la nota della Regione Lazio di prot. 320951 del 28 agosto 2013 pervenuta in data 30 agosto 2013 ed 
assunta con prot. 7573 con la quale venivano invitati gli Enti locali a presentare progetti immediatamente 
cantierabili di “messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli cdilici scolastici” 
entro e non oltre il 15 settembre 2013; 

Rilevato che stanti le disponibilita economiche, nei precedenti interventi, e stata data priority ai lavori 
indispensabile a rendere fruibile l’edificio scolastico e garantire le attivita didattiche rinviando ad altro 
intervento gli interventi sulla copertura per la l’adeguamento del giunto tecnico strutturale e al rifacimento di 
parte di essa; 

sulla scorta del progetto esecutivo di ristrutturazione e miglioramento sismico approvato rispettivamente con 
delibera di giunta comunale n. 17 del 24.012011 e stato redatto un progetto esecutivo cantierabile per il 
quale sono gia stati ottenuti le prescritte autorizzazioni (sovrintendenza e genio civile) composto da: 
Relazione Tecnica con allegato Quadro tecnico economico; Computo metrico estimativo, Elenco prezzi 
unitari; Incidenza manodopera; Piano della Sicurezza e coordinamento; Stima dei costi della sicurezza, 
Cronoprogramma, Fascicolo con le caratteristiche dell’ opera, Analisi e valutazione dei rischi, Piano della 
Manutenzione; 

Vista la stima economica rimessa dall’ufficio tecnico per i lavori di completamento dell ’intervento di 
miglioramento sismico delle strutture in cemento annato dell’edificio in oggetto, che presenta il seguente 
quadro tecnico economico: 



A) LAV O R I A BASE D'ASTA 

A1) Lavori € 86 262,94 

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a riba € 7 604,68 

TOTALE LAVORI € 93 867,62 


B) SOMME A DISROSIZIONE PER L'AM M I N ISTRAZI ON E 


B1 ) Imprevisti 

B2) Impianti tecnologici, allacciamenti a p.s., s 
B3) Rilievi, accertamenti , indagini e var. catas 
B4)Accantonamento fondo Art. 92 D.Leg. 163, 
B5) Spese per progettazione D.l. sicurezza e c 
B6) Contributi previdenziali 2% 

B7) Spese generali 

B8) IVA al 10% su A. 1 e B.1 , 

B9) IVA al 21% su B.2, B.3, B.7 


4 693,38 
1 000,00 
2 000,00 
1 877,35 
16 896,17 
337,92 

300.00 
9 856,1 O 

693.00 


TOTALE SOMME A DISROSIZIONE 


37 653,93 


93 867,62 


37 653,93 


TOTALE IMPORTO PROGETTO 


131 521,55 


Ribadito che l’Amministrazione, stante le limitate entrate, non e in grado di finanziare con fondi propri la 
realizzazione di tale opera e che pertanto intende avvalersi delle disponibilita rnesse in campo con la Legge 
98/2013 per un importo di progetto pari ad € 131521,55 = a valere sulla quota parte assegnata alia Regione 
Lazio; 

Fatto Presente che l’Amministrazione, stante le limitate entrate, la vastita e le problematiche del territorio, 
non e in grado di finanziare con fondi propri la realizzazione di tale opera; 

Visto il T.U.E.L. D.L.vo 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilita dell’Ente; 

Visto lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 28.04.2007, pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 4 al B.U.R.L. n. 24 del 30.08.2007; 

Acquisiti i prescritti pareri; 

Con voti unanimi, legahnente espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1°) - di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2°) - di approvare il Progetto Esecutivo per il completamento dell’intervento di miglioramento sismico 
degli edifici in cemento armato del Polo Scolastico Verticalizzato in Amatrice, composto dagli elaborati 
tecnici predisposti dall’ufficio Tecnico a firma dell’Ing. Amici Romeo, che di seguito si elencano: Relazione 
Tecnica con allegato Quadro tecnico economico; computo metrico estimativo, Elenco prezzi Unitari; 
Incidenza manodopera; Piano della Sicurezza e Coordinamento; Stima dei costi della sicurezza, 
Cronoprogramma, Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, Analisi e valutazione dei rischi, Piano della 
Manutenzione; i quali se pur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono sua 
parte integrante e sostanziale; 

3°)- di autorizzare il Sindaco, Sig. Sergio Pirozzi, rappresentante legale del Comune di Amatrice, a 
presentare formale richiesta di concessione del contributo in conto capitale, per il finanziamento dell’opera in 
argomento, per l’importo di € 131 . 521 , 55 ; 

4°) - di attestare l’immediata attuabilita dell’intervento stante l’avvenuta acquisizione dei prescritti pareri 
(genio civile e sovrintendenza); 

5°) - di impegnarsi a destinare in via esclusiva il finanziamento in questione per la realizzazione 
dell’intervento; 



7°) - di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore imprevisto o imprevedibile senza procedere ad 
alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento; 

8°) - di impegnarsi a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione; 

9°) - di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi vertenza per fatto 
di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione; 

10°) - di attestare che l’opera non e in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico del 
Comune, che ricade su area di proprieta comunale e che verra eseguita nel rispetto della vigente nonnativa in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza impianti, prevenzione incendi e sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 

1 1°) - di dichiarare di non usufruire di agevolazioni o contributi diversi richiesti alio stesso titolo; 

12°) - di attestare che per il Comune non e stato dichiarato il dissesto (inanziario; 

13°) - di attestare la congruita dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento oggetto della richiesta di 
contributo; 

14°) - di dare atto che essendo il Comune di Amatrice e ricompresso nel Parco Nazionale del Gran sasso e 
Monti della Laga, e nel Piano Operativo d’Area dell’Area integrata Velino ai sensi della L.R. 40/99 . Essendo 
l’intervento programmato in area soggetta a vincolo paesaggistico ha la priorita nella concessione dei 
finanziamcnti; 

15°) - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione. 



La presenta deliberazione viene cosi sottoscritta: 


IL SINDACO 


IL SEGRETARIO 


F.to SERGIO PIROZZI 


F.to RAFFAELA SIL VESTRINI 


Attesto che la presente deliberazione e pubblicata all’Albo Comunale dal 13-09-2013 Reg. 798 

Li 13-09-2013 


IL SEGRETARIO 
F.to RAFFAELA SILVESTRINI 


E’ copia confonne all’originale 
li, 13-09-2013 

IL SEGRETARIO 
RAFFAELA SILVESTRINI 


La presente deliberazione trascorsi 10 giomi dalla suindicata data di inizio pubblicazione, e divenuta 

esecutiva 

li, 09-09-2013 

El ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

El Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali. 
li, 09-09-2013 


IL SEGRETARIO 
F.to RAFFAELA SILVESTRINI 



